SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2012/2014 
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Amatrice 
ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 


12 57 


12 57 


Tipologia (3) 

Categoria (3) 

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

99 

A05 - 35 

Interventi di disinquinamento di 
alcune frazioni mediante 
fitodepurazione 

08 

A01 - 01 

Lavori di Sistemazione strada 
comunale Scai Roccapassa 

09 

A02 - 99 

Lavori di adeguamento e 
ampliamento collettori fognanti 
su fiume Tronto e Castellano 

04 

A02 - 15 

Rifacimento rete idrica e 
fognante fraz. Sommati 

04 

A06 - 90 

rifacimento pubblica 
illuminazione frazione Conche 

01 

A05 - 35 

Miglioramento del sistema 
depurativo per il disinquinamento 
del territorio comunale 

04 

A05- 12 

Ripristino e realizzazione della 
viabilita a servizio fraz. Di Voceto 
- Int. P.l.T 

05 

A05- 12 

Recuppero e valorizzazione di 
antichi fontanili / lavatoi - Int. 
P.l.T 

07 

A05- 12 

Ripristino e adeguamento di 
itinerari tematici e percorsi 
plurifunzionali - Int. P.l.T 

04 

A05- 12 

Realizzazione centra 
polifunzionale - Int. P.l.T 

04 

A05- 12 

Realizzazione centro ricreativo 
per anziani 

09 

A05- 31 

Ampliamento cimitero di Preta 
con blocco loculi 1° Stralcio 

06 

A05- 14 

Realizzazione parcheggio 
pubblico in zona campi da tennis 

09 

A05- 35 

Realizzazione collettore fognate 
a servizio fraz S. Cipriano e Ex 
Ater 





STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA 



Cessione 

immobili Apporto di capitale privato 


S/N (4) Importo Tipologia (5) 






€ 

227.376,50 

€ 

269.387,00 

€ 

53.191,50 

€ 

1.606.395,00 

€ 

300.000,00 

€ 

100.000,00 

€ 

200.000,00 

€ 

280.000,00 

€ 

99.813,24 
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N. 

progr. 

(1) 

Int. 
Amm. 
ne (2) 

CODICE ISTAT 

Tipologia (3) 

Categoria (3) 

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA 

Cessione 

immobili 

Apporto di capitale privato 

Cgjfig 


Com. 

Primo Anno 

Secondo Anno 

Terzo Anno 

S/N (4) 

I m porto 

Tipologia (5) 

Resp.Proc. 

16 

■ 


12 

57 

07 

A05- 15 

Interventi di messa in sicurezza 
di elementi non strutturali 
deli'edificio R.Capranica 

€ 220.000,00 






AMICI R. 

17 


■ 

12 

57 

09 

A05- 17 

Realizzazione funivia Amatrice 
Monti della Laga 



€ 2.700.000,00 




AMICI R. 

18 


■ 

12 

57 

10 

A05- 18 

Copertura pista da pattinaggio 
Polo Sportivo Sbardella 


€ 130.000,00 





AMICI R. 

19 

■ 


12 

57 

06 

A05- 14 

Risanamento Miglioramento e 
completamento Impianti Sportivi 
in Amatrice Capoluogo 


€ 300.000,00 





AMICI R. 

20 


■ 

12 

57 

04 

A02 - 15 

Realizzazione nuovi alloggi per 
economici popolari 


€ 1.247.478,00 





AMICI R. 

21 


■ 

12 

57 

04 

A06 - 90 

Completamento opere di 
urbanizzazione area P.I.P 


€ 330.000,00 





AMICI R. 


recupero ex-complesso 
monastico San Francesco in 


22 

1 

12 

57 

03 A05 - ii Amatrice - Lotto C 

€ 

849.055,14 € 

849.055,14 € 

5.233.771,50 


SALVETTA D. 






totale 

li_ 

1.693.130,32 | € 

6.542.696,38 | € 

5.233.771,50 | 

li 

J 
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